LW. 3.980/93. 


Aleg. 70. 


Sprawozdanie 


Wydziału krajowego w sprawie separatek i ogrodu spacerowego 
dla oddziału obłąkanych w szpitalu św. Łazarza w Krakowie. 


Wysoki Sejmie! 


Ankieta, która w sierpniu 1891 r. zwołaną została dla zbadania urządzeń lekarskich i admi- 
nistracyjnych krajowego zakładu dla obłąkanych na Kulparkowie, zajmowała się także urządze- 
niami krakowskiego oddziału obłąkanych. 

Na podstawie uchwał tej ankiety, która żądała lepszego pomieszczenia dla niespokojnych 
i szałowych oddziału obłąkanych w Krakowie, polecił Wydział krajowy (LW. 36 061/91) budowni- 
czemu szpitala sporządzić plan dobudowy do pawilonu obłąkanych w granicach kosztorysu na 
156.000 złr. w. a. 

Ponieważ atoli kosztorys projektowanej dobudowy wypadł za wysoko (31.300 złr.), a plan 
budynku nie przedstawiał korzystnego rozmieszczenia chorych, polecił Wydział krajowy 
(LW. 55.379/91) Inspektorowi szpitala udać się do szpitala Św. Łazarza i w porozumienin z Dy- 
rektorem szpitala i prymaryuszem oddziału przedłożyć odpowiednie wnioski. 

Wywiązując się z tego polecenia przedłożył Inspektor szpitali (LW. 57.704/92) sporządzony 
przez budowniczego szpitala nowy szkic dobudowy kosztem 13.000 złr. leez zarazem podniósł 
w swym raporcie myśl, ażeby separatki dla szałowych urządzić w jasnych przestronnych i su- 
chych suterynach południowej strony pawilonu obłąkanych. 

Na tę propozycyę Inspektora szpitali, popartą nadto przez Dyrektora i Prymaryusza, 
a którą budowniczy uznał ze stanowiska technicznego za wykonalną niewielkim stosunkowo 
kosztem, zgodził się Wydział krajowy tembardziej, że wobec uznanej przez wyżej wymienioną 
ankietę potrzeby wybudowania w niedalekiej przyszłości drugiego zakładu dla obłąkanych 
w zachodniej części kraju, szkoda większego wydatku na inue, a w każdym razie tylko czasowe 
umieszczenie szałowych. 

Kosztorys należytego urządzenia c" w suterynach "Ria został (jak LW. 3980/98) 


na kwotę c o o 5 ; > . 2.952 zł, w. a. 
Do sumy tej doney k należy kwote a > 3 e 0 ; A 285 zł. w. a. 
za sporządzenie planu i kosztorysu do budowy — o czem wyżej. 


Przy pawilonie obłąkanych szpitala św. Łazarza, był na północnej stronie ogród space- 
rowy dla kobiet, na południowej dla mężczyzn. 

Z powodu budowy pawiłonn chirurgicznego przy tymże szpitalu, zniesiony został ogród dla 
kobiet przeznaczony; dla tego obecnie obłąkane na przemian z mężczyznami używają do prze- 
chadzki ogrodu na południe położonego. 

Ponieważ z tego powodu w czasie najpiękniejszej nawet pogody i upałów zawsze jeden 
oddział pozbawiony jest ruchu na świeżem powietrzu, przeto równocześnie z planem budowy 
pawilonu dla szałowych przedłożony został Wydziałowi krajowemu plan rozszerzenia obecnego 
ogrodu dla obłąkanych przez dodanie kawałka gruntu z ogrodu warzywnego; tak powiększony 
ogród będzie podzielony na dwie części, osobno dla kobieti dla mężczyzn, stosownie urządzony 
i oparkaniony. 

Na te roboty preliminuje Wydział krajowy (LW. 60027/1892) kwotę 2000 zł w. a. na 
podstawie kosztorysu (LW. 43918/1892) zredukowanego do możliwie najniższego stopnia. 

Ponieważ urządzenie separatek i ogrodu wymaga pospiechu, przeto wnosi Wydział kra- 
jowy: 


Wysoki Sejm raczy uchwalić: 


Sejm zezwala, ażeby w roku 1893. użyto z funduszu szpitala św. Łazarza w Krakowie jako 
wydatek nadzwyczajny. 


1) Na urządzenie separatek kwoty . . : 3 { : ; A i 2.952 zł. 
2) Na uiszczenie należytości za plany i kosztorysy dobudowy do pawilonu obłąkanych 
kwoty . , i z : z i ; A 3 y : 285 zł. 


jako 1:97, od kwoty 15000 zł. w. a. 
8) Na powiększenie i urządzenie ogrodu spacerowego dla obłąkanych kwotę 2.000 zł. 


We Lwowie dnia 7. lutego 1898. 


2 Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem: 


Marszałek krajowy: 
Sanguszko w. r. 


Członek Wydziału krajowego: 
Dr. Franciszek Hoszarda w. r. 


